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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 273 

8 Ιουνίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθμ. 4740 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημοσίων Εργων Περι¬ 
φέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει την με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
- Β' ΦΑΣΗ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.499.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή δημοπρα¬ 
σία της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. Η οι¬ 
κονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί 
με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 (όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και τον 
ν. 2940/2001), και γενικώς το σύνολο της Νομοθεσίας 
περί Αναθέσεως και Εκτελέσεως ΔημοσίωνΈργων όπως 
αυτή ισχύει σήμερα και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρ¬ 
θρα της διακήρυξης. 

Περιγραφή/ αντικείμενο της σύμβασης 

Πρόκειται για την κατασκευή του αποχετευτικού 
δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Αντιρρίου και το έργο 
θα εκτελεσθεί εντός των ορίων του Δήμου Αντιρρίου. 

Διάρκεια εκτέλεσης 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης τριακόσιες (300) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις 

Ι.α. Εγγεγραμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
εφ’ όσον ανήκουν στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη: 

• 2 ης ή 3 ης τάξης για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
(1.254.648,28€), γενικώς. 

• 2 ης ή 3 ης ή 4 ης τάξης για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο Νομό τον Νομό 
Αιτ/νίας. 

1β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Ι.γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην (δια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργα¬ 
σιών του έργου και υπό τους όρους της παρ, 3 του 
άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής 
της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύ¬ 
πτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Χρόνος ισχύος προσφορών; Εννέα (9) μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) 

Νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε κοινο¬ 
πραξίες είναι δυνατή η εκπροσώπηση από κοινό εκ¬ 
πρόσωπο. 
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Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
(κατά περίπτωση) 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: 25.093,00€. Χρόνος 
ισχύος όχι μικρότερο των τριακοσίων (300) ημερολογι¬ 
ακών ημερών, μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: 62.732,42 € 

Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν.3263/2004 

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική. 

Ημέρα και τόπος 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 3.7.2007 ημέρα 
Τρίτη, Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αντίτυπα λεπτομερούς διακήρυξης και των υπολοίπων 
τευχών δημοπράτησης του έργου διατίθενται έως και 
τις 28.6.2007 ημέρα Πέμπτη (ώρα 14:00). τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το γραφείο της Δ.Δ.Ε./ Π.Δ.Ε. (Ακτή 
Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πληροφορίες Χαμα- 
κιώτη Κων. τηλ. 2610 321961) έναντι ποσού διακοσίων 
(200) ευρώ, ποσό που καταβάλλεται στην γραμματεία 
τηςΔΑΕ./ΠΑΕ. Η παραλαβή των Τευχών Δημοπράτησης 
μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς με αντικαταβολή του 
ανωτέρω ποσού και των εξόδων αποστολής. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΠΑΕ., 
ΣΑΕΠ 001/3, ΠΕΠ ΔΕ 2000-2006 και συνχρηματοδοτείται 
κατά 80% από το ΕΤΠΑ. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

Ισχύει το άρθρο 4 του ν. 3481/2006 όσον αφορά την 
χρήση των «επί έλασσον» δαπανών. 

Πάτρα, 6 Ιουνίου 2007 

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. - Π.Δ.Ε. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 11827/1210 

1. Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελο- 
ποννήσου, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 
εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙ¬ 
ΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙ ΚΟΥΒΛΙ - ΚΑΣΤΡΙ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
- ΑΣΤΡΟΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.314.121,26 € (με 
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 3316/2005 και 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και τις σχετικές Υπουρ¬ 
γικές αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημο¬ 
σίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(Ε.Κ.) και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
προκήρυξης. 

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, 
στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορί¬ 
ζεται η 12.7.2007 και ώρα 10:00. 

3.1. Τα καλούμενα πτυχία με τις τάξεις τους, σε αντι¬ 
στοιχία με τις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 και σε συνδυασμό με τη 


παράγραφο 2γ του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, για κάθε 
επιμέρους κατηγορία μελέτης της σύμβασης που θα 
συναφθεί είναι: στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τά¬ 
ξεων Γ ή Δ, στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων 
Γ ή Δ ή Ε, στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων 
Δ ή Ε, στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ ή 
Δ, στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Β ή Γ, 
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Γ ή Δ, στην 
κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε, των 
Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γ ραφείων Εταιρειών 
Μελετητών, του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (ή μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του ν. 716/1977 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων). 

3.2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε 
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον 
τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπρα¬ 
ξιών): 

- είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελε¬ 
τητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν 
πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανω¬ 
τέρω παραγράφου 3.1, ή 

- προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε 
τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες 
της ανωτέρω παραγράφου 3.1, ή 

- προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / 
Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους 
και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που 
απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών 
- Εταιρειών / Γ ραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυ¬ 
ναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, 
κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005, ως εξής: 

- για την κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέ¬ 
τες) τουλάχιστον 1 στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία. 

- για την κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακές Μελέ¬ 
τες) τουλάχιστον 1 στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες) 
τουλάχιστον 1 στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία, 1 στέ¬ 
λεχος με οκταετή εμπειρία και δυναμικό τουλάχιστον 
7 μονάδων, 

- για την κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες) 
τουλάχιστον 1 στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Με¬ 
λέτες) τουλάχιστον 1 στέλεχος με οκταετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές Μελέτες) 
τουλάχιστον 1 στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) 
τουλάχιστον 1 στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία. 

3.3. Κάθε διαγωνιζόμενο μελετητικό σχήμα πρέπει να 
καλύπτει στο σύνολο τους τις απαιτήσεις της παραπάνω 
παραγράφου 3.1. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
πρέπει να εμπίπτει τουλάχιστον σε μία από τις περι¬ 
πτώσεις της παραπάνω παραγράφου 3.2, διαφορετικά 
όλη η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στερείται του 
δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφο- 
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ρετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Εφόσον 
εκδηλώνεται σύμπραξη στην ίδια κατηγορία μελέτης, 
ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της 
διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

3.4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να 
συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν 
τα επαγγελματικά τους προσόντα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από 
τους διαγωνιζόμενους εγγύηση συμμετοχής 2% της προ- 
εκτιμώμενης αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 22.086,07 
€. Οι προσφορές θα ισχύουν για 330 ημέρες από την 
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ενώ 
ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
ορίζεται σε 360 ημέρες από την από την ημέρα λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών, 

6. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 10 3ήνες 
και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

7. Η μελέτη είναι συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ 
κατά ποσοστό 80% και κατά 20% από Εθνικούς Πό¬ 
ρους. 

8. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών 
του διαγωνισμού μπορούν να ασκηθούν το αργό¬ 
τερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (Οδός 
Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1 στην Τρίπολη, Πληροφορίες Γ. 
Κωστόγιαννης τηλ.: 2710238559) με την καταβολή ποσού 
80 € μέχρι τις 6.7.2007, ημέρα Παρασκευή. 

10. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού 
στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005. 

11. Πριν υπογράφει η Σύμβαση, αυτή μαζί με τον φάκε¬ 
λο του έργου θα αποσταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 2741/1999. 

12. Περίληψη της προκήρυξης απεστάλη για δημο¬ 
σίευση στις 1.6.2007 στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και διορθωτική προκήρυξη 
αυτής σχετικά με την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών στις 4.6.2007. Η αρχική προκήρυξη 
δημοσιεύθηκε στις 2.6.2007 στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό προκήρυξης 
2007/8 104-128478. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάζουν το περι¬ 
εχόμενο της δημοσίευσης μέσω διαδικτύου από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση ΙιΙίρ://Ιθά.θυΓορ3.θυ. 

Τρίπολη, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Δημοσίων Εργων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Αριθμ. 1826 

Ο Δήμαρχος ΑΡΜΕΝΙΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ.609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κα¬ 
τασκευή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς 
«Παναγία» Αρμενίου», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
35.700,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολο¬ 
γισμός για καθορισμό πτυχίων 29.699,30 € για αναθεώ¬ 
ρηση 300,70 για Φ.Π.Α. 5.700,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου/ 
της Κοινότητας την Τρίτη 10.7.2007 με ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί την Πέμπτη 19.7.2007 με ώρα λήξης επίδο¬ 
σης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α1 Η/Μ τάξης και άνω με την ισχύ 
των κατώτατων ορίων για έργα κατηγορίας Α1 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα- 
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τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 594 ευρώ, που θα απευθύνονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζε¬ 
ται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Εφόσον ο προσφέρων /διαγωνιζόμενος είναι κοινο¬ 
πραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΑΡΜΕΝΙΟΥ με έδρα το Αρμένιο ταχ. κωδ. 
41500 τηλ: 2410 721214 - 721757 ίαχ: 2410 721210 θ-πιαίΙ: 
ά.3Γπΐθηίυ@Ι<θρ.9ον.9Γ, όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευ¬ 
θύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στά¬ 
διο της δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 1.485 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του 
Προγράμματος ΣΑΤΑ 2007 με συνολική εγκεκριμένη 
πίστωση ένταξης ποσού 35.700, ευρώ και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστα¬ 
ση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), 
εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί 
ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έρ.γου, ορίζεται 
σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ημέρες αττό την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν 
από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό 
βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει 
μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας 
(παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή 6.7.2007 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 


τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 15 ευρώ από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ,) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κλπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει 
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείεται η 
μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από 
οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αρμένιο, 6 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Αριθμ. 7121 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων, προκηρύσσει ανοικτό μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, κατά ομάδες τιμών, για την ανάδειξη αναδόχου 
Εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις πρωτεύοντος 
οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων», αρ. μελ. 76/2006, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως ουτός 
ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
171/1987 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, το ν. 3263/2004, το 
ν. 3481/2006 και τις υπόλοιπες διατάξεις που διέπουν 
τη νομοθεσία των δημοσίων έργων. 

Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου είναι 
466.500 € + 88.635 € Φ.Π.Α. 19 %, ήτοι σύνολο 555.135 
ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26 Ιουνίου 2007, ημέρα 
Τρίτη στο Δημοτικό κατάστημα Αμπελοκήπων στη συμ¬ 
βολή των οδών Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12 με Θερίσου, στον 
δεύτερο (2ο) όροφο (αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής). 
Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10η π.μ.. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι Ευρώ 
(9.216 €) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., απευθυνόμενη στο Δήμο 
Αμπελοκήπων σύμφωνα με τα άρθρα 5 του ν. 1418/1984 
και 23 και 27 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. με εργοληπτικό 
πτυχίο 1ης, 2ης ανεξαρτήτως έδρας και 3ης τάξης εντός 
έδρας για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και οι αντίστοιχες 
κοινοπραξίες αυτών και όσοι άλλοι δικαιούνται από το 
νόμο να συμμετάσχουν και πληρούν τους όρους που 
ορίζονται στα τεύχη της μελέτης. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν αι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007, αντί 
του ποσού των πέντε Ευρώ (10 €), από την Διεύθυνση 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (3ος όροφος), τηλ. 2310 
- 729 614, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 9.00 
π.μ. έως τις 13.30 μ.μ., (Γιώργ Βασιλειάδη). 

Αμπελόκηποι, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 426 Δ 

Ο Δήμαρχος Πύργου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Αστικές αναπλάσεις περιοχής Κούβελου Β' Φάση» με 
το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, κατά 
ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και τον ν. 2940/2001, 
προϋπολογισμού 680.672,27 € και συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού με Φ.Π.Α. 810.000,00 €. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα εργασιών 
αναλύεται ως εξής : 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 442.217,99 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 238.454,28 

ΣΥΝΟΛΟ: 680.672,27 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26.6.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Πύρ¬ 
γου, Τ. Πετροπούλου Γωνία, 1 ος όροφος) ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των 
ενδιαφερομένων. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Τηλέφωνο και έγγραφη ενημέρωση με ταχύ μεταφορική 
και αποδεικτικό επίδοσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 


Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Γ ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας, Μέτρο 4.5. Η κοινοτική συμμετοχή 
ανέρχεται σε ποσοστό 80% και καλύπτεται από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ενώ 
η εθνική συμμετοχή σε 20%. Η απόδοση των πιστώσεων 
θα γίνει με χρηματοδότηση του Δήμου Πύργου μέσω της 
ΣΑΕΠ 001/03 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς : 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1 Γ τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και στην Α2 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προ¬ 
κύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χω¬ 
ρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 1ης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, 
π.δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 13.613,44 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον της ανωτέρω 
εγγύησης, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 210 
ημερολογιακών ημερών 

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται 
μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι 6 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος 
Πύργου. 

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του φορέα μέχρι την Πέμπτη 21.6.2007. 

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Πύργου (τηλ. 26210-22402, 32862 ΐαχ 26210-31481 
αρμόδιος Αριστείδης Φιλιππόπουλος) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται 
να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το 
σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού. 

Πύργος, 29 Μόίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 220127 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 0 ΤΜ, επαναπροκηρύσσει λόγω του 
επείγοντος, με νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 
τον Ανοικτό Διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια 
«Υγειονομικών Υλικών (Ταχυκαταψύκτης, Συσκευή Εν- 
δοπνευμονικού καθαρισμού, Σύστημα Ηλεκτροπληξίας 
ΑΒΘΟΝ ΡΕΑ3ΜΑ, Ηλεκτροκαρδιογράφος, Μη Επεμβατικό 
Μόνιτορ, Πιεσόμετρα αυτόματα τροχήλατα, Απινιδωτής 
Φορητός, Απινιδωτής)», (Αριθμός Διαγωνισμού: 29/2007) 
και με νέο Αριθμό Διακήρυξης: 57. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις εκα¬ 
τόν εβδομήντα χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ 
(170.240,00€) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 
τερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις διατάξεις των ν. 2286/1995, ν.2362/1995, ν. 2522/1997, 
π.δ. 370/1995 π.δ. 394/1996, π.δ. 105/2000. 


Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις διατάξεις των ν. 2286/1995, ν. 2362/1995, ν. 2522/1997, 
το 401 ΓΣΝΑ, η 441 ΑΒΥΥ και το 424 ΓΣΝΕ. 

Γλώσσα η Ελληνική. 

Η προμήθεια είναι διαιρετή κατά είδος. 

Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών είναι επιτρε¬ 
πτή. 

Να επισυναφτεί στην προσφορά των προμηθευτών, 
όταν δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη σε 
δικό της εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστάσιου στο οποίο θα κατασκευ¬ 
αστεί το τελικό προϊόν, με την οποία θα δηλώνεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

Τις περιπτώσεις που από τις τεχνικές προδιαγραφές 
προβλέπονται διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης για 
την παραγωγή του τελικού προϊόντος, τότε θα πρέ¬ 
πει να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της κάθε 
φάσης. 

Σε περίπτωση που συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
εταιρεία, δε θα προμηθευτεί τα υλικά απευθείας από 
το εργοστάσιο κατασκευής, αλλά από άλλο προμηθευ¬ 
τικό οίκο, η απαίτηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή δια¬ 
τυπώνεται παραπάνω, καλύπτεται εφόσον επισυναφθεί 
υπεύθυνη δήλωση ή προσύμφωνο συνεργασίας του ερ¬ 
γοστασίου κατασκευής της τον προμηθευτικό Οίκο ότι 
θα τον προμηθεύσει με τα προσφερόμενα υλικά και εν 
συνεχεία, υπεύθυνη δήλωση ή προσύμφωνο συνεργα¬ 
σίας του προμηθευτικού Οίκου προ τη συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό εταιρεία, ότι θα την προμηθεύσει με 
την σειρά του, με τα προσφερόμενα υλικά. 

Να καταθέσουν πιστοποιητικό 130 9001/2000 ή 130 
13485/2003 του Οίκου κατασκευής από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης (με κατ’ ελάχιστον εξαίρεση την 
παράγραφο 7.3 του 130 9001/2000 που αναφέρεται στην 
ανάπτυξη και στον σχεδίασμά). 

Πιστοποιητικό σήμανσης (ΟΕ), όπως το π.δ. 377/1993 
καθορίζει. 

Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας εμπορίας και 
διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΔΥ 8δ/Γ.Π. 
οικ. 1348, ΦΕΚ 32 Β72004). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι Ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλουν κοινή προσφορά, Συνεταιρισμοί και 
Κοινοπραξίες προμηθευτών. Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Ο διαγωνισμός γίνεται με βάση τις τεχνικές περιγρα¬ 
φές της Υπηρεσίας 


ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΕΡΓ 751/215/Εκδοση Υ/ΝΟΕ 

2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ /2οΓ ρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ:6515-04-266-241106) 

ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΝΟΣ 35/140/Εκδοση Τ/ΟΚΤ 

2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ /2οΓ ρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ.-6515-04-265-221106) 

ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΝΟΣ 359/1368ΑΕκδοση 2 / 
ΟΚΤ 2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2οΓρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ:6515-04-148-221106) 

ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΚΑΡ 66/1265/Εκδοση 4ΎΝΟΕ 
2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ /2οΓ ρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ:6515-04-074-241106) 
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ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΚΑΡ 50/102ΑΕκδοση 17ΙΟΥΛ 
2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2οΓ ρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ:6515-04-256-220906) 

ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΝΟΣ 126/483/Εκδοση 9ΎΟΚΤ 
2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2οΓ ρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ:6515-04-153-241106) 

ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΚΑΡ 19/371/Εκδοση 8ΎΟΚΤ 
2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2οΓ ρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ:6515-04-006-241106) 

ΠΓΕΣ-ΤΑ-ΚΑΡ 58/1082/Εκδοση Τ/ΙΟΥΛ 
2006/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2οΓ ρ. 

(Κωδ. ΓΕΣ:6515-04-259-220906) 


Ισχύς Οικονομικών Προσφορών 150 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της κατά¬ 
θεσης των προσφορών. 

Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών-διενέργειας 
του διαγωνισμού την 30 Ιουλ 2007 ημέρα Δευτέρα έως 
09:30 ώρα στα γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, οδός 
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
(Τηλ.- Ρεχ: 210 3459946). 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα 
Γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 
08:00-13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών 
στην παραπάνω διεύθυνση έναντι αντιτίμου που έχει 
καθορίσει η υπηρεσία . 

Η ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είναι η 5η Ιουν 2007 . 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 6 
Ιουν 2007. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007 

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

Αριθμ. 4281 

Ο Δήμαρχος ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα δημο¬ 
πρασίας «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας» και κριτή¬ 
ριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», προϋπολογιζόμενης 
συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη : 700.000,00 €, 
(συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 περί 
«Κατασκευής Δημοσίων Έργων», εκτελεστικού του ν. 
1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του και τη 
συμπλήρωση του από τους νόμους 2229/1994,2308/1995, 
2338/1995, 2372/1996, 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001), 
3021/2002 (ΦΕΚ 143Α /19.6.2002), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α 
/31.12.2003), ν. 3263 (ΦΕΚ179Α/28.9.2004), ν. 3310/2005 
(ΦΕΚ 30Α/14.2.2005), όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005 και το ν.3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α’/2.8.2006), 
των εκτελεστικών τους π.δ. 609/1985 και, 472/1985 


όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τα π.δ. 
368/1994,285/1997, 402/1996, 210/1997, 218/1999 καθώς και 
τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που 
έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
39/2006 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλυμνίων. Ο προϋπολογισμός της μελέτης υπο¬ 
λογίσθηκε με βάση τα νέα Τιμολόγια ΔημοσίωνΈργων 
με τις διορθώσεις τους. 

Προϋπολογισμός για οικοδομικά 614.069,64 

Αθροισμα (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 614.069,64 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συγχρηματοδό- 
τηοη κατά 75% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και κατά 25% από ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ. Υπόκειται δε στις κρατήσεις που προβλέπο- 
νται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κρά¬ 
τησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34 - 37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

α . Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26.6.2007, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ. 

β. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), στα γραφεία 
του Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ. Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

2. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η μέχρι 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β ’ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
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3.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

3.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε ποσό δώδεκα 
χιλιάδων διοκοσίων ογδόντα δύο ευρώ (12.282,00 €) και 
θα απευθύνεται προς τον «ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ». 

6. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του 
Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ , μέχρι και την Πέμπτη, 21.6.2007, 
μετά την προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της Ταμει¬ 
ακής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων με την καταβολή 
των εξόδων παραγωγής των τευχών που ανέρχεται 
στο ποσό των 20 €. Αντίγραφα σχεδίων, μελετών κ.λπ. 
μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους κα¬ 
τόπιν αιτήσεως τους. Πληροφορίες: Π. Κουλιανός τηλ.: 
2243059041-7-8. 

Κάλυμνος, 1 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΚΗΣ 

- ♦ - 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 2916/ Φ 329 Σ - 07 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και χωρών που 
έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει την «Συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις» ή τρίτων χωρών που έχουν 
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που δικαιούνται να μετέχουν σε διαγωνισμούς κρατών 
μελών, με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985, και τις διατάξεις του ν. 3263/2004 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - 
βελτίωση και αποκατάσταση ζημιών στην ΕΟ στο τμήμα 
Θήβα - Χαλκίδα μέσω Ριτσώνας - Αλιβέρι - Λίπουρα» 
προϋπολογισμού 250.000.00 € με ΦΠΑ, Χρήση 2007, έργο 
ΤΕΟ ΑΕ (εκ των οποίων 36.000,00 € για ΦΠΑ). 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.6.2007 και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γρα¬ 
φεία της ΔΕΣΕ της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στη 
Λαμία Πατρόκλου 25, τηλ. 2231051683 και 2231051884 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π,μ.) 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν : 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης τάξης για έργα Οδο¬ 
ποιίας, μπορούν να λάβουν μέρος μόνον εφόσον έχουν 
την έδρα τους στο Νομό ή ο Νομός αναφέρεται ως 
δεύτερος Νομός στην βεβαίωση ΜΕΕΠ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες, σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτικών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2, Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.273,04 €, με εγγυητική 
επιστολή. Η Εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε 
στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είτε στον 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των στοιχείων του διαγωνισμού και να ποραλάβουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την ΔΕΣΕ της Περιφέρει¬ 
ας Στερεός Ελλάδας, στη Λαμία Πατρόκλου 25. τηλ. 
2231051683 και 2231051684, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο εται¬ 
ρεία. 

Λαμία, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Προϊστάμενος ΔΔΕ κ.α.α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ 
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Αριθμ. 220121 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγω¬ 
νισμό για την προμήθεια «2500 ξιφών Αξκών που θα 
χορηγηθούν σε Αξ/κούς προελεύσεως πλην παραγω¬ 
γικών Σχολών», (Αριθμός Διαγωνισμού: 42/2007) και με 
Αριθμό Διακήρυξης: 56 τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιά¬ 
δων ευρώ (436.000,006), με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις διατάξεις των ν. 2286/1995, ν.2362/1995, ν. 2522/1997, 
π.δ. 394/1996. 

Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται το 3° ΤΥΛ. 

Γλώσσα η Ελληνική. 

Δείγμα Απαιτείται. Η προμήθεια δεν είναι διαιρετή 
κατά είδος. 

Να επισυναφτεί στην προσφορά των προμηθευτών, 
όταν δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη σε 
δικό της εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστάσιου στο οποίο θα κατασκευ¬ 
αστεί το τελικό προϊόν, με την οποία θα δηλώνεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

Στις περιπτώσεις που από τις τεχνικές προδιαγραφές 
προβλέπονται διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης για 
την παραγωγή του τελικού προϊόντος, τότε θα πρέ¬ 
πει να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της κάθε 
φάσης. 

Σε περίπτωση που συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
εταιρεία, δε θα προμηθευτεί τα υλικά απευθείας από το 
εργοστάσιο κατασκευής, αλλά από άλλο προμηθευτικό 
οίκο, η απαίτηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή διατυπώνε¬ 
ται παραπάνω, καλύπτεται εφόσον επισυναφθεί υπεύθυ¬ 
νη δήλωση ή προσύμφωνο συνεργασίας του εργοστα¬ 
σίου κατασκευής της προς τον προμηθευτικό Οίκο ότι 
θα τον προμηθεύσει με τα προσφερόμενα υλικά και εν 
συνεχεία, υπεύθυνη δήλωση ή προσύμφωνο συνεργα¬ 
σίας του προμηθευτικού Οίκου προ τη συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό εταιρεία, ότι θα την προμηθεύσει με 
την σειρά του, με τα προσφερόμενα υλικά. 

Να καταθέσουν πιστοποιητικό 130 9001/2000 του Οί¬ 
κου κατασκευής του υλικού (και των υποκτασκευαστών 
του) πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, από διαπι¬ 
στευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι Ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλουν κοινή προσφορά, Συνεταιρισμοί και 
Κοινοπραξίες προμηθευτών. Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Ο διαγωνισμός γίνεται με βάση την ΠΕΔ-ΞΑ-113/Εκδο- 
ση 1.7.2005 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας . 

Ισχύς Οικονομικών Προσφορών 150 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της 
κατάθεσης των προσφορών. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών-διενέργειας του 
διαγωνισμού την 31 Ιουλ 2007 ημέρα Τρίτη έως 09:30 
ώρα στα Γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ, οδός Πέτρου 


Ράλλη 1, Ρουφ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Τηλ.- 
Ραχ: 210 3459946). 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα 
Γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7°ΤΜ και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 
08:00-13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών 
στην παραπάνω διεύθυνση έναντι αντιτίμου που έχει 
καθορίσει η υπηρεσία . 

Η ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων είναι η 4.6.2007. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 

5.6.2007 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον 
Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

Αριθμ. 7867 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός μειοδοτικός διαγω¬ 
νισμός για «ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (ΚΩΔ. 2104- 
85600), προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000,00 € η 
διενέργεια του οποίου μετατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 
13Ύ24.5.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ορί¬ 
ζεται ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) 
ημερών από την αποστολή της διακήρυξης στην Εφη¬ 
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 7.8.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου Πύργου. Η διακήρυξη αριθμ. 
16513/18.12.2006 ισχύει κατά τα λοιπά ως έχει. 

Αρχική αποστολή στην Ο.Ε. 22.12.2006. Παρούσα απο¬ 
στολή στην Ε.Ε, 8.6.2007. 

Οι προσφορές θα έχουν έρθει στην Υπηρεσία μας 
έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στις 

6.8.2007 και ώρα 14:00 μμ , άλλως δεν θα γίνονται δέκτες 
από την επιτροπή. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι 
10 €. 

Πύργος, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Διοιηκητής 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

Αριθμ. 7870 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός για «ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑ¬ 
ΝΩΝ» (ΚΩΔ. 1007-80900), προϋπολογισθείσας δαπάνης 
65.000,00 € η διενέργεια του οποίου μετατέθηκε με την 
υπ’. αριθμ. 2η/25.1.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκο¬ 
μείου, ορίζεται: 

Ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα 30 ημερών 
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οπό την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο 
τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερί¬ 
δας και στον ελληνικό τύπο της Κυβέρνησης τύπο, για 
την 28.9.2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο 
γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου Πύργου. 

Οι προσφορές θα έχουν έρθει στην Υπηρεσία μας 
έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στις 

27.9.2007 και ώρα 14:00 μμ, άλλως δεν θα γίνονται δε¬ 
κτές από την επιτροπή. 

Η διακήρυξη αριθμ. 16496/18.12.2006 ισχύει κατά τα 
λοιπά ως έχει. 

Αρχική αποστολή στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: 
22.12.2006 

Παρούσα αποστολή στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: 

8.6.2007 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι 
10 €. 

Πύργος, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 7752 

1. Ο Δήμαρχος Αρταίων, Παναγιώτης Θ. Οικονομίδης, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Κοσμά Αιτωλού 
και οδού Αγ. Νικολάου», με προϋπολογισμό 100.000,00 
ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ & Αναθεωρήσεις). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραμ- 
ματεία ΤΥΔ Δήμου Αρταίων, Περιφ. Οδός & Αυξεντίου 
- Αρτα, μέχρι τις 21 Ιουνίου 2007. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681081122, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2681081154, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Σοφία Μπριασούλη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.6.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του 
άρθρου του άρθρου 4 παράγραφος (β) του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι Α1 ή Α2 ή 1η (Πρώτη) για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.681,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ/2007 


του Δήμου Αρταίων με το ποσόν των 100.000,00 €. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Άρτα, 6 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 7331 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμαρχος ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διε¬ 
νεργεί Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο την χα¬ 
μηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 
των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων 
(μεταφορικών μέσων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων) 
του Δήμου έτους 2007. 

Προϋπολογισμός : 159.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Τόπος εκτέλεσης: Πετρούπολη. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής ορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμής του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης με το Φ.Π.Α., των ομάδων εργασιών 
ή προμήθειας στις οποίες ο υποψήφιος επιθυμεί να 
αναδειχθεί ανάδοχος. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19.6.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον 2° όροφο του κτι¬ 
ρίου που στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, 
Κ. Βάρναλη 67. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 της διακή¬ 
ρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις των π.δ. 28/1980 και των ν. 2539/1997 και 
ν.3463/2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 7.6.2007 & 8.6.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 
15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπο¬ 
λης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78. 

Τηλ· 210 - 5065456 - 409, ΦΑΞ: 210 - 5019477 αρμόδιος 
Παλαβούρας Ιωάννης. 

Πετρούπολη, 6 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Αριθμ. 4/07 

Το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ύστερα από την αριθμ. Συν. 
3π/6.2.2007 (ΘΕΜΑ 35°) απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου του Νοσοκομείου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την ανάδειξη μελετητικού γραφείου εκπόνησης 
μελέτης ανακαίνισης και αναβάθμισης του χώρου του 
αμφιθεάτρου συμπ/νου και του χώρου του κλιμακοστα¬ 
σίου που οδηγεί σε αυτό και με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή. 
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Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 60.000,00 € 
συμπ/νου του ΦΠΑ. 

Οι προσφορές των εταιρειών για τον διαγωνισμό θα 
κατατεθούν μέχρι τις 9.7.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10-10.30 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομεί¬ 
ου. 

Πληροφορίες και όροι της διακήρυξης θα δίδονται 
από το Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΜΠΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 7064 

Ανακοινώνουμε άτι το Γ ενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ύστερα από την υτί αριθμ. 10η/31.5.2007 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του Δημόσιου Ανοικτού 1 ου επανα¬ 
ληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη χορηγητών αντιδραστηρίων & αναλώσιμων 
για αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές, με ταυτόχρονη 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 
41.375,90 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 9.8.2006. 

στα γραφεία του Ιδρύματος από την Αρμοδία Επι¬ 
τροπή. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί με 
τροποποίηση των όρων και τις ίδιες τεχνικές προδια¬ 
γραφές. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου: Εθνικής Αμυνας 41, Θεσ/νίκη, 
τηλ· 2310207475. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 7066 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσα¬ 
λονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
10η/31.5.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκο¬ 
μείου ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του Δημόσιου 
Ανοικτού 1 ου επαναληπτικού διαγωνισμού με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, για την ανάδειξη χορηγητών αντι¬ 
δραστηρίων & αναλώσιμων για αυτόματους βιοχημι¬ 
κούς αναλυτές, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 
εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 2.734.000 € με 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 8.8.2006 στα 
γραφεία του Ιδρύματος από την Αρμόδια Επιτροπή. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί 
με τροποποίηση των όρων και τις ίδιες τεχνικές 
προδιαγραφές. 


Γ ια περισσότερες πληροφορίες στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου: Εθνικής Αμυνας 41, Θεσ/νίκη, 
τηλ.: 2310207475. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 13384 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» έχει 
εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι¬ 
κής Αλληλεγγύης για την αποστολή ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στις χώρες Κένυα - Αιθιοπία - Παλαιστίνη 
και Αρμενία, στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναπτυξιακής 
Συνερνασίας του ΟΟΣΑ για το 2001. 

Τα είδη προς εκτελωνισμό ανά χώρα είναι τα εξής: 


Α.α 

Είδος 

Προορισμός 

1. 

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΕΒΑΝ - ΑΡΜΕΝΙΑ 

2. 

ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ 0- ΑΒΜ 

ΚΕΝΥΑ - ΟΑΒΝΑϋΙΑ 
ΜΕϋΙΟΑί ΟΕΙΝΙΟ 

3. 

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

Μ 

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

-II- 

5. 

ΕΝΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

-II- 

6. 

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΒυ 
ΒΑΥΑ ΣΤΗ ΡΑΜΑΛΛΑ 

■ 

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 

-II- 

8. 

ΕΝΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 

-II- 


Παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομική προσφορά 
για τον εκτελωνισμό και την μεταφορά των παραπάνω 
ειδών στον προορισμό τους. 

Ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Δευτέ¬ 
ρα 18.6.2007, στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. 

Πληροφορίες στο Γ ραφείο Προμηθειών όλες τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες 7:00 έως 14:00. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Ο Προϊστάμενος Δ/κης Δ/νσης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΟΣ 

-♦- 

(18) 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 2034 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διε¬ 
νεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προ¬ 
μήθεια Τοματοειδων, με αριθμό διακήρυξης 2034/2007 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, Προϋ¬ 
πολογισμού: 4.142,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Γλώσσα Ελληνική. 
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Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο ο οποί¬ 
ος θα περιέχει χωριστά σφραγισμένους φακέλους της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού την 19.6.2007 ημέρα Τρίτη, 
μέχρι τις 10:00 π,μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου Τ όροφο 
του κτιρίου Διοίκησης, οδός Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 7 και 8.6.2007. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνησης στις 8.6.2007. 

Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και πληρο¬ 
φορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες α»ό 7:00 έως 14:00. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης 
ΑΡΓΥΡΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

-♦- 

(19) 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!» 

Αριθμ. 2032 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!» διενερ¬ 
γεί Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό νια την Προμήθεια 
Κομπόστας, με αριθμό διακήρυξης 2032/2007με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 

Προϋπολογισμού: 36.242,90 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο ο οποί¬ 
ος θα περιέχει χωριστά σφραγισμένους φακέλους της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού την 19.6.2007 ημέρα Τρίτη, 
μέχρι τις 12:00 μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου Τ όροφο 
του κτιρίου Διοίκησης, οδός Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 7 και 8.6.2007. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνησης στις 8.6.2007. 

Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και πληροφο¬ 
ρίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 14: 00. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης 
ΑΡΓΥΡΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!» 

Αριθμ. 2033 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!» διε¬ 
νεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προ¬ 
μήθεια Μαρμελάδας, με αριθμό διακήρυξης 2033/2007 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, Προϋ¬ 
πολογισμού 6.758,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Γλώσσα Ελληνική. 

Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο ο οποί¬ 
ος θα περιέχει χωριστά σφραγισμένους φακέλους της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού την 19.6.2007 ημέρα Τρίτη, 
μέχρι τις 10:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου Τ όροφο 
του κτιρίου Διοίκησης, οδός Μεσογείων 154. 


Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 7 και 8.6.2007. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 8.6.2007. 

Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και πληρο¬ 
φορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 14:00. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης 
ΑΡΓΥΡΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
-♦- 

( 21 ) 

Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

Αριθμ. 016 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑ- 
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, για τις ανάγκες του Νοσοκομεί¬ 
ου, με αριθμό διακήρυξης 016/2007. 

Προϋπολογισμός : 1.050.000 € με Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης : Οι αποθήκες του Νοσοκομείου. 

Γλώσσα : Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Την 

24.8.2007 ημέρα Παρασκευή, μέχρι τις 14:30 η ώρα, στο 
γραφείο προμηθειών στο ισόγειο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : Την 

27.8.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο 
γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου. Η προσφορά θα 
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται στη 
διακήρυξη. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται 
από το Γραφείο Προμηθειών με την καταβολή 20 € 
έναντι απόδειξης. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης 
στην Ε.Ε. την 6.6.2007. Ημερομηνία δημοσίευσης της 
διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο την 8.6.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 π.μ. 
έως 15:00 μ.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομεί¬ 
ου τηλ. 2310693.119 & 2310 693.115. 

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 078920 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι προκειμένου 
να μισθώσει ένα ακίνητο για την στέγαση υπηρεσιών 
της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Λέσχη Φιλίας) του 
Δήμου με φανερή μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους 
ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, 
υποβάλλοντας ανοικτή προσφορά στην Επιτροπή που 
εδρεύει στο Δημαρχείο (Λιοσίων 22), βάσει τους άρθρου 
24 του π.δ. 410/1995 το αργότερο μέσα σε δέκα (20) 
μέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής, ήτοι 
την Πέμπτη 28.6.2007. 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 150-200 τμ. 

Ο ζητούμενος χώρος πρέπει να είναι ισόγειο ή 1ος 
όροφος με ανελκυστήρα και να έχει όλες τις προϋπο¬ 
θέσεις καταλληλότητας (δυνατότητα αερισμού και φυ¬ 
σικό φωτισμό σε όλους τους χώρους, ψύξη - θέρμανση, 
μέσων σκιάσεως, υδρεύσεως, 3 ΝΛ/.Ο κλ.π). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των οδών Λ. 
Κωνσταντινουπόλεως - Λαμπελετ - Ναυπλίου - Θυα- 
μίδος - Αργους - Διστόμου - Δράμας - Ελλησπόντου 
- Κρέοντος - Φιλιππουπόλεως - Αγ. Μελετίου - Λ. Κων¬ 
σταντινουπόλεως. Η μίσθωση θα είναι για (5) πέντε 
χρόνια, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του μισθίου 
ίση με την συνολική αύξηση του δείκτη καταναλωτού 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας μετά την παρέλευση 
διετίας από την έναρξη της μισθώσεως. 

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητο τους κριθεί 
κατάλληλο, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν 
στην επιτροπή Δημοπρασιών, τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 των όρων της σχετικής δι¬ 
ακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με την παραπάνω 
δημοπρασία, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευ¬ 
τούν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας (Τμήμα Μι¬ 
σθώσεων & Κληροδοτημάτων) του Δήμου, Λιοσίων 22, 
4ος όροφος, τηλ 210.5277419, 210.5277489). 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 


Αριθμ. 3615 


Ο Δήμαρχος Ελειού - Πρόννων, διακηρύσσει μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το 
έργο: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ - ΑΝΝΙΝΑΤΑ». 

Ο Διαγωνισμός θα εκτελεστοί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδες 
εργασιών επί των τιμών του τιμολογίου της υπ’ αριθμό 
57/2005 μελέτης του Δήμου Ελειού Πρόννων, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παρ. β του 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ.609/1985. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3263/2004. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 140.000,00 (εκατόν σαράντα 
χιλιάδες ευρώ) ευρώ και αναλύεται σε: 


ΣΥΝΟΛΟ 86.696,43 

ΟΕ & ΠΕ (18%) 15.605,36 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 102.301,79 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 15.345,27 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 117.647,06 

ΦΠΑ19% 22.352,94 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (ΕΓΤΠΕ) 
κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20% (ΚΑ. 
2006ΕΠ02230118 της ΣΑΕΠ 022/3). 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ελειού Πρόννων στην Πάστρα του Ν. Κεφαλληνίας 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 26.6.2007 Τρίτη 
και ώρα λήξης υποβολής προσφορών τις 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 


νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). 

Η εγγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ευρώ δύο χιλιάδες 
τριακόσια πενήντα τρία 2.353,00 ευρώ και βεβαιώνεται 
με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προς 
το Δήμο Ελειού Πρόννων. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
στην Α2, τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια ή κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με αντίστοιχης τάξης 
πτυχίο ή εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε επίσης 
με αντίστοιχη τάξης πτυχίο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (χω¬ 
ρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού), από τα 
γραφεία του Δήμου Ελειού Πρόννων στην Πάστρα του 
Ν. Κεφαλληνίας με την καταβολή 20.00€ και μετά από 
σχετική αίτηση προς το Δήμο. Περισσότερες πληροφο¬ 
ρίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τον Τάσο 
Γεωργόπουλο τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 
τις 14:00 (τηλ. 26710-81765). 

Πάστρα 6 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΕΤΑΤΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

Αριθμ 3616 

Ο Δήμαρχος Ελειού - Πρόννων, διακηρύσσει μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το 
έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ - ΚΑΜΠΙΤΣΑΤΑ- ΑΝΔΡΕΟ- 
ΛΑΤΑ Β' ΦΑΣΗ». 

Ο Διαγωνισμός θα εκτελεστεί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδες 
εργασιών επί των τιμών του τιμολογίου της υπ’ αριθμό 
58/2005 μελέτης του Δήμου Ελειού Πρόννων, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, και τις διατάξεις του 
ν.3263/2004. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 74.141,25 ευρώ (Εβδομήντα τέσ¬ 
σερις Χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα ευρώ και σαράντα 
δύο λεπτά) και αναλύεται σε: 


ΣΥΝΟΛΟ 

45.912,83 

ΟΕ & ΓΕ (18%) 

8.264,31 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

54.177,14 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 

8.126,57 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

62.303,71 

ΦΠΑ 19% 

11.837,71 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

74.141,42 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ- 


γράμματος δημοσίων επενδύσεων (κωδικός συλλογι¬ 
κής απόφασης ΣΑΕΠ 022/3) και συγχρηματοδοτείται 
από κοινοτικούς πόρους (80% ΕΓΤΠΕ & 20% Κρατική 
συμμετοχή). 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ελειού Πρόννων στην Πάστρα του Ν. Κεφαλληνί¬ 
ας ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 26.6.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών τις 
10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει, με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία θα 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκ¬ 
δήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, οι οποί¬ 
οι θα ενημερωθούν με τοιχοκόλληση στο κτήριο του 
Δημαρχείου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή τεύχη 
μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προ- 
σμετράται). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου (άνευ Φ.Π.Α. & Αναθεώρησης) 
δηλ. 1.246,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την κατάθεση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προς το Δήμο Ελειού 
Πρόννων. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. στην Α2, τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ 
και σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια ή κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με αντίστοιχης τάξης 
πτυχίο ή εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε επίσης 
με αντίστοιχη τάξης πτυχίο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου Ελειού Πρόννων 
στην Πάστρα του Ν. Κεφαλληνίας με την καταβολή 20,00€ 
και μετά από σχετική αίτηση προς το Δήμο. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από 
τον Τάσο Γεωργόπουλο τις εργάσιμες ημέρες από τις 
08:00 έως τις 14:00 (τηλ. 2671081765). 

Πάστρα, 6 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΕΤΑΤΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 

Αριθμ. 288 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γράμου, προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα προσφοράς με επι μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης για την ανάδειξη μειοδότου, εκτέλεσης 
του έργου : 

«Συντήρηση-επισκευή γέφυρας» Πρ/σμού 45.000,00 € 
με ΦΠΑ. 


Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη, 
προερχόμενη από ίδια έσοδα. Η παραλαβή των φακέλων 
και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων 
στην δημοπρασία, θα γίνει στις 26 Ιουνίου του έτους 
2007 ημέρα Τρίτη με λήξη προθεσμίας υποβολής προ¬ 
σφορών την ώρα 10 π.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα Γρά- 
μου που στεγάζεται στο Αργος Ορεστικό (Μακεδονομά¬ 
χων 8), από την Ε.Δ. (Επιτροπή Διαγωνισμού), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον ν. 2052/1992 (άρθρα 6 και 20), 
τον ν. 2229/1994 (άρθρα 1 έως και 4), τον ν. 2338/1995 
(άρθρο 13), τον ν. 2372/1996 (άρθρο 4), τον ν. 2940/2001, 
τον ν. 3212/2003, τον ν. 3263/2004, του ν. 3316/2005 και 
του ν. 3481/2005, το π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το π.δ. 286/1994, το π.δ. 368/1994 
(άρθρα 5, 6,7, 8, 9 και 11), το π.δ. 210/1997, το π.δ. 285/1997, 
και το π.δ. 218/1999. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΕΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ,). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπο¬ 
ρούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού 
καινά συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Στον διαγωνισμό 
δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και αντίστοιχες εμπειροτεχνικές. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.ΔΣ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτέλεσε; 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
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έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου, ορίζεται εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό 2% (περίπου) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας 
του έργου, δηλ. 743,88 Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη δημοπράτησης έως και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 
2007 και θα συμπληρώνουν την οικονομική προσφο¬ 
ρά τους επί εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί η 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καστοριάς. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε τριάντα (30) Ευρώ. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. 

Ενημέρωση πάνω στη μελέτη θα γίνεται στους ενδι- 
αφερόμβνους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καστοριάς, τηλ. 2467022618. 

Άργος Ορεστικό, 4 Ιουνίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ 

Αριθμ. 2808 

Ο Δήμαρχος Λαγανά Ζακύνθου προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
θεση του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Λαγανά 
Αποχέτευση Καλαμακίου Α' Τμηματική Μελέτη», με το 
σύστημα των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, 
προϋπολογισμού 3.609.311,28 € και συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού με Αναθεώρηση και Φ.ΠΑ 4.350.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.6.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο Δημαρχείο του Δ. Λαγανά, στην έδρα του Δήμου 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν πι νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)- Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 


Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΕΤΠΑ κατά 75% και ΣΑΕΠ 001/3 κατά 25%». 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί. 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩΑΕ., 
εφόσον ανήκουν στην 3η (τρίτη) και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με ποσό 
3.609.311,28 € που αναλογεί στα Υδραυλικά και ποσό 
212.198,16 € που αναλογεί στα Η-Μ (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 3η 
(τρίτη) και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
και 1 η (πρώτη) τάξη και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με κοινό αντικείμενο ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 96.368,71 ευρώ 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟ.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για της 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφορών κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στο προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με πς προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
πδ. 410/1995 του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 72.186,23 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδο¬ 
μήντα ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετει εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: δώδεκα 
(12) μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λαγανά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δ. Λαγανά στο Δημαρχείο, ή στην Τ.ΥΑΚ. Δ/νσης 
Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Ζακύνθου Τ.Κ. 29100 (τηλ. 26950 
24879) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν 
γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ( Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στους ενδιαφερομέ¬ 
νους μέχρι και την Πέμπτη 21.6.2007. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθετσμα χορηγούνε το αργότερο εντός της επό¬ 
μενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτη¬ 
σης χορήγησης στο Δ. Λαγανά στο Δημαρχείο Ε.Ο. 
Ζακύνθου - Κερίου Τ.Κ. 29092 ( τηλ. 2695051230 και ίεχ 
2695051355). 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε 50 ευρώ. 

Παντίρας, 6 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΜΙΣΤΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) 

Αριθμ. 1656 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγί¬ 
ου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, που θα 


διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους 
όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΚΡΟΥΣΤΑ. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 
και το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Ο προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου 
ανέρχεται σε 26.097,73 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. (19%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και την Πέμπτη 21.6.2007, από τα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26.6.2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ 
Αγίου Νικολάου Κρήτης (Λατούς 8), από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 και άνω για 
έργα Οικοδομικά ή κοινοπραξίες των ανωτέρω τάξε¬ 
ων, με τους περιορισμούς της με ΑΠ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 
294/18.3.1985 απόφασης της Διεύθυνσης Νομοθετικού 
Έργου του Υ.Δ.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύ¬ 
ει κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ορί¬ 
ζεται σε € 522 με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών 
και Δανείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, 
σχετικά με τη δημοπρασία, και να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη, τα σχέδια της μελέτης και σειρά εντύπων τευχών 
για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους 
, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Λατούς 8 -Αγ. Νικόλαος) τηλ. 28410- 
91218 ή 82720. 

Αγιος Νικόλαος, 6 Ιουνίου 2007 
Ο Πρόεδρος 
ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΣΗΣ 
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